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A la atencion de: 



Consejeria de Educacion. Director General Infraestructuras y Servicios, D. Jose Luis Moreno 
Torres. 

Los abajo firmantes en apoyo a la Asociacion de Madres y Padres de Alumnos del C.E.I. P. 
Carmen Laforet de Madrid con CIF G86030707 

EXPONEN: 

• Que el 12-Junio-2010 se solicita informacion sobre las obras del nuevo colegio y sobre 
la direccion y profesorado del mismo. Los documentos son el N° Anotacion. 
2010/693253 y el N° anotacion 2010/693158 entregados en la Junta Municipal de 
Vicalvaro. 

• Que una representacion de padres se reune con el director del area territorial, D. 
Bonifacio Alcaniz Garcia el 05-Julio-2010, donde son informados de que el curso se 
iniciara en el nuevo colegio y de que como gestores y responsables no consideran 
necesario un plan B. 

• Que el dia 06-Septiembre-2010 en el CEIP Wiston Churchil, Yolanda Saiz Alcazar 
como directora del CEIP Carmen Laforet informa a los padres de que las obras no 
estaran a tiempo y de que los ninos empezaran el curso en el CEIP Severo Ochoa, por 
ser este centro el unico del distrito con espacios adecuados para los alumnos de 3 afios 
del CEIP Carmen Laforet. 

Que el 13-Septiembre-2010 Comienzan el periodo de adaptacion escolar con 

deficiencias graves, entre las que destaca la inadecuacion de tres de las cuatro aulas 

donde se nan ubicado a los alumnos. Tanto profesorado del CEIP Carmen Laforet como 

del CEIP Severo Ochoa corroboran con los padres que las aulas no son adecuadas para 

ninos de 3 afios, pero que "es lo que hay". 

Que el 15-Septiembre-2010 se elabora un escrito donde se pide a la administracion 

que facilite al centro de los recursos necesarios para la mejor adecuacion de las aulas y 

que justifique una fecha para el traslado al nuevo centro. La referenda de este 

documento es n° anotacion 2010/1086318. 

Que el 6-Octubre-2010 en la Asamblea de Madrid, el responsable de infraestructuras 

Jose Luis Moreno manifiesta textualmente que "Las obras estaran totalmente concluidas el 

15deOctubre". 

Que el 14-Octubre-2010 se convoca a los padres a una reunion con cada tutora, para 

informar sobre el inicio del curso y las adaptaciones. En esta reunion se comenta que el 

traslado podria producirse el 25-10-2010. 

Que el 15-Octubre-2010 las obras no estan totalmente terminadas 

Que el 25-Octubre-2010 no se produce el traslado y durante la semana del 25 al 29 

de Octubre se pregunta a la direccion sobre el traslado, obteniendo como respuesta que 

se va a retrasar hasta que se terminen unos remates. 

Que durante Noviembre y diciembre se nos explica que la entrada al colegio nuevo es 

inminente. 

Que durante el pleno de fecha 29-Diciembre-2010 la concejala Carmen Torralba 

informa al AMPA de que el 17-Enero-2011 se realizara el traslado al colegio nuevo, 

que en Enero empezaran las obras de la fase 2 y que en septiembre estara terminada 

esta fase 2, antes del inicio del curso 2011-2012. 

Que la Directora se encarga de visitar la obra y persiguir remates, con el consiguiente 

perjuicio en tareas de su responsabilidad, como los documentos pedagogicos del centro. 

Que el 17-Enero-2011 no se realiza ningun traslado 

Que el 18-Enero-2011 la directora transmite a algunos padres que el traslado es 

inminente y da como posible fecha de el lunes 24-Enero-2011. 

Que el 18-Enero-2011 por la tarde un padre observa una importante fuga de agua en 

el colegio nuevo avisando de inmediato a la directora. 

Que el 22-Enero-2011 se comenta a los padres que el 24-Enero-2011 tampoco habra 

traslado. 
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Por todo ello SOLICITAN reunion de caracter urgente con los responsables para: 

Conocer de primera mano el detalle del estado de las obras, los problemas que retrasan 

las mismas y la fecha de entrega, inaguracion y traslado. 

Designacion de una persona del area de infraestructuras con la formacion y contactos 

adecuados para gestionar la entrega de la obra en perfectas condiciones y poder 

trasladarnos en Enero. 

Que se mantenga informada al ampa por escrito ( am pa .carmen, laforet@qmail.coni ) 

acerca del estado de las obras, fechas de traslado y segunda fase. 

Compromiso por escrito de las maximas garantias en cuanto a cumplimiento de 

normativa en materia de infraestructuras educativas y adecuacion de las instalaciones 

para ninos de tres anos. 

Autorizacion por escrito para que algun representante de padres, acompanado por los 

tecnicos de la propia obra, pueda ver el estado de las instalaciones antes del traslado. 



Firmado: 



